~) 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ 
ಹೆಸರು 

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು: 


1643 

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ (ಸಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 
ಕ್ಲೇತು : 

18/03/2021 
ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿಗಳು, ಲೋಕೋಪಯೋ 
ಇಲಾಖೆ. 


ಕ್ರ.ಸಂ. 


i 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ 


} 


ಉತ್ತರ 


ಅ) 


| ಉಡುಪಿ 


ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಯಾಲಯ 
ಸಂಕೀರ್ಣದ 3ನೇ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ 
ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ' ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು: 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; 
ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ 
ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ | 
3ನೇ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.280.00೦ಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಅಂದಾಜು | 
ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ವೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ. 256.84. ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ | 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ' ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಂ, 
ಬೀಮ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಲಿಡ್‌ ಬ್ಲೋಕ್‌ನಿಂದ ಗೋಡೆ 
ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 
ರೂ.90.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 
ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 
ರೂ.140.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ 
ಇರುತ್ತದೆ. 


ಆ) 


ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 
ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗದ ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್‌ ಮತ್ತಿತರ 
2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ: (ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರತಿ 
ಒದಗಿಸುವುದು) ] 


ಹೌದು, ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಅನುಬಂಧ). 


ಸದರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ 2ನೇ 
ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ. 210.00 ಲಕ್ಷಗಳ 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ 
ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 


ಇ) 


ಕೈಗೊಂಡಿದೆ? (ಬಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) 
ಸ yi 


ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 2ನೇ 
ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ 
ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ 2ನೇ ಹಂತದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅನುದಾನ. ಬಿಡುಗಡ 
ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ. ಏನು ಕಮ 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸ್ಮೀಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು 
ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌ - ಇ ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ 
ಇಲಾಖೆಯ ಅಸುಮೋದನೆಗೆ ); 
ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತ ಸಂತರ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 

ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 4 


\ 
ಮ್‌ 
(ಗೋವಿಂದ ಎಲ್‌ 'ನೆರಜೋಳ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿಗಳು, 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ. 


ಸಜ? 


ಚರ್‌? 


ಪ 


- High Courtof Karnataka, W 


[ No.DJBSI3/2020 
Bengaluru-560 001 


; {New Proposals; 


FROM:- 
THE REGISTRAR GENERAL, HIGH COURT OF KARHATARS, BENGALURU 


To:- 

THE ADDI. CHIEF SECRETARY/PRL. SECRETARY TO GOVERNMENT, 
PWD, VIKASA SOUDHA, BENGALURU. 

Str, 


SUB'-Request for inclusion of priority of Ongoing additional works and 
New Projects in the Appendix-E Budget Estimate for the year 2020-21 
and 0 sanction and release of Funds towards construction of New 
Court Buildings / Quarters /Repair and Renovation and Bar 
Association buildings in the District Judiciary in the State - Reg. 


REF:- 
{1) Preliminary meeting of Chief Justice Conference held on 25.01.2021 


{2) This office letter of even no. dated 30.11.2020. 
~:00೦:- 


With reference to the above, 1 am directed to invite your kind 


attention to this office preliminary meeting of Chief Justice Conference 
with your office Personnef’s in the Pri. Bench, High Court of Karnataka, 


Bengaluru held on 25.01.2021. 


in this context, 1 am directed to forward herewith the Revised 
Priority List of Ongoing additional works/New Projects and New 
proposals including Bar Association buildings & essential Repair & 
Renovations works pertaining to the District Judiciary and {io request 
you to move the Government for release of funds to the tune of 


Rs.235.44 Crores for Ongoing additional works/ New works {enclosed at 


ಈ) Annexare-A}] and Rs.642.69 Crores for New Projects {enclosed at 
Aanexure-B), immediately. The abstract of the same is detailed below: 
NR 


Ned 


Contd ..2 


02: 


ABSTRACT 


, New Projects 


Additional & New 


| | Priority Ongoing | 


: Total Grant 


| Total No. of | 
works | 


41,583.96 


| Court buildings 
| (including Repair & 
| Renovation works} 

| Judicial Officers 
| Quarters {including 
| Repair & Renovation 


4,244.75 


7,440.00 


Bar ನಾವಾ 
| Buildings {including 
| Repair & Renovation 
works! 


[roTaz- CNT ENN ET 


The matter may kindiy be treated as urgent. 


Yours lainuly, 


ಖಯ Ww 
ಎ 


REGISTRAR 


(Infrastructure & Maintenance} l/c 


Co forwarded for information and nece ection to-- 
1. The Addl. Chief Secretary to Government, Finance Department, Vidhana 


Soudha, Bengaluru 
2. The Prl. Secretary to Government, Law Department, Vidhana Soudha, 


Bengaluru 
3. The Secretary to Government, KPWD, Vikas Soudha, Bengaluru. 


4 “The Internal Financial Advisor, PWD Vikasa Soudha, Bengaluru. 


| | 


j 
| 


monly 
ಫ್ರಡಿಟrಟ 


21 Udupi - Karkala 


4 (Bengalore City 


2 |Bengaiuru City 
| 


5. [Bengaluru City 


[Chamardjanagare 


FLAN and Elecuical Works, Separate Toilets for 14895, 
iLadies & Gens) as per drawings No.14835, 
Approach Road, Fixing iron Gate to the ಂಗಾpಂund| ; 
“all, Installing Shelf to PR, RR & SR, Furniture for} j 
ithe Library & Waiting Area for the newly constructed; } 
‘Court Complex at Tiptur | 
Construction of Model Court building at 
Chikkamagaluru {H Phase) including furniture 
Construction of Protoction ಉಯ್‌ to ಟಂ Cini ಅಂಗ 


| 
| 
| 


-IRenovation of existing JMFC Coeur compiex at 
i Fp. 


Grant requried for completien of entire Courml 
building work including canteen & construction 0 . 
compound wall & other infrastructural fecilities 10} 
the New Court rt Complex, at Kerkala. 


16) 


Providing Fire Fighting System to ಸಾಸ Blocks 
J1A, J1B, J1C, JID, J2A, J2B, 2D at National 


[Games Villiage, Koramangaia, Bengaluru 1 


‘Providing Kew Sanitary lines, Chambers &i ತಿ80.೧೦ : 
Manholes, Resetting of cobble stones end other i 
allied works for 350 KLD Sewage Treaument Pianti 4] 
fr Judicat Siock et National Games Vilage, : 

| i 


| 
Re J1D-101 to quarters No. 005 to A3 Block ಗತಾ ; 
iSharavathi block in Nationai Games Villsge, 


Koramangala, Bengelura i 


Construction of MS. Grill Compound at backside ; 
of west side of Judicial Block iu Judiciai Bock sal 
ational! Games Village, Koramangala, Bengaluru | ; 


Construction of Security Shed to eech block [NE ನಿನ, 


|Police cbowki at gates of Judicial Block isl | 
| Nationai Games Village, Koramangaia, Bengaluru \ 
1 


4೦೦.೦೦ 
j 


Judges quarters in| 


iConseuction of 4 Nos. of 
Gundlupet in the esting Court c Coruplex 
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